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Instemmen met de gewijzigde investeringskosten en planning van het project Busstation Noord inclusief 
P R en het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet van € 7,8 miljoen voor genoemd 
project 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
634), 

Besluit: 

1) kennis te nemen van het huidige financiële kader van project Busstation Noord, namelijk de investe¬ 
ringskosten van € 46,4 miljoen, excl. BTW, prijspeil 2013, van de totale scope zoals door de raad vast¬ 
gesteld bij zijn besluit van 6 november 2013, nr. 212/973. De bij dit besluit vastgestelde basisscope 
omvat het stationsgebouw, de busplatformen, de stijgpunten in het stationsgebouw tussen openbare 
ruimte - busplatforms - metroplatform en de corridor op de begane grond ter ontsluiting van het nog 
te realiseren P R-terrein ten noorden van het Busstation Noord; 

2) in te stemmen met de volgende wijzigingen op de scope van het project Busstation Noord (ten op¬ 
zichte van het raadsbesluit van 6 november 2013, nr. 212/973): 

a) scope-aanpassingen voor het stationsgebouw: 

i) toevoeging commerciële ruimtes op niveaus 0 en 1; 

ii) toekomst vast maken van de vloer op niveau 1; 

iii) toevoeging van buitenopgangen ten behoeve van de busplatformen; 

b) scope-uitbreiding door toevoeging van het project P R Noord aan het project Busstation Noord; 

c) de scope van het stationsgebouw Busstation Noord wordt als meerwerk opgedragen aan het contract 
Transporttechniek en Afbouw van het project Noord/Zuidlijn; 

3) in te stemmen met een gefaseerde aanpak waarbij circa 1.300 fietsparkeerplekken inpandig in het 
stationsgebouw worden gerealiseerd en nader onderzocht wordt op welke wijze aanvullende 
(brom)fietsparkeerplekken, waartoe bij raadsbesluit (besluitnr. 212/973) op 6 november 2013 is besloten, 
op termijn (deels) buiten het gebouw kunnen worden gerealiseerd; 

4) in te stemmen met de gewijzigde investeringskosten en planning van het project Busstation Noord 
(ten opzichte van het raadsbesluit van 6 november 2013, nr. 212/973), waarbij geldt dat: 

a) het project versneld wordt gerealiseerd om de planning van het project te laten aansluiten bij de 
planning van het project Noord/Zuidlijn; 

b) voornoemde scope-aanpassingen en scope-uitbreiding worden doorgevoerd; 
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c) de deterministische einddatum van het project (waarbij in de planning geen rekening is gehouden 
met risico's en onzekerheden), vastgesteld wordt op maart 2017; 

d) een aanvullend uitvoeringskrediet ter grootte van € 7,8 miljoen (excl. BTW, prijspeil 2014) beschikbaar 
wordt gesteld, zijnde de toename in kosten van voorbereiding en realisatie (van € 46,4 miljoen, excl. 
BTW, prijspeil 2013, naar € 54,2 miljoen, excl. BTW, prijspeil 2014); 

5) in te stemmen met dekking hiervoor als volgt: 

a) het Centraal Mobiliteitsfonds: aanvullende bijdrage voor het Busstation Noord van € 3,8 miljoen, 
onder voorbehoud van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015; 

b) project Noord/Zuidlijn: aanvullende bijdrage voor het Busstation Noord van € 0,1 miljoen; 

c) Stadsregio Amsterdam: een bijdrage van € 2,4 miljoen voor de scope-uitbreiding en uitwerking voor 
het P&R-terrein; 

d) het Centraal Mobiliteitsfonds: bijdrage voor het P&R-terrein van € 1,5 miljoen, onder voorbehoud 
van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015; 

6) te beslissen tot geheimhouding van de vertrouwelijke bijlagen op grond van artikel 10, lid 2, van de 
Wet openbaarheid van bestuur. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 

in zijn vergadering op 1 juli 2015. 

De voorzitter 

mr. E.E. van der Laan 

De raadsgriffier 

mr. M. Pe 
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